الجزء 1 الأحكام العامة الفصل 1 تعاريف ومفاهيم 


الفصل 1.1 ... 
تعاريف ومفاهيم عامة 
كأمع022 أوطاعمع0 لمق كمه أمأاءما 


1 تعاريف: 121111110115 
يكون للكلمات والمصطاحات التالية أو الضمائر التي تحل محلها حيثما وردت في هذه المواصفات أو في 
باقي مستندات العقد المعاني المبينة إلى جانب كل منها. 
1 العقد: 00115366 116 
العقد 60115:3©8: هو الاتفاق الخطي بين الإدارة والمقاول يبين التزامات الفريقين ويشير إلى مستندات 
العقد التي تحكم هذا الاتفاق. 
-. مستندات العقد 206101116115 01111361): هي مجموعة الوثائق والمستندات الخطية التي يرتبط بها 
كل من الإدارة والمقاول. وتشمل إعبلان الدعوة لتقديم العروض والتعليمات للعارضين وعرض المقاول 
والإشعار بالإحالة وصيغة العقد والتأمينات والشروط العامة والخاصة. والمواصفات العامة والتكميلية 
والمواصفات الخاصة والكشف التقديري وجداولٍ الكميات والأسعار وشمولية الأسعار والمخططات: وأوامر 
التغيير والملاحق اللازمة لإنجاز العملء وأية وثائق أخرى يتم إدراجها في صيغة العقد. 
الإشعار بالإحالة (الترسية) 131166م86©60 01 1867© 1: هو خطاب القبول الرسمي من قبل الإدارة 
إلى صاحب العرض الفائز. 
-. حدول الكميات 01013111165 01 !811: هو ذلك الجزء من مستندات العقد الذي يبين جميع بنود العمل 
وكمياته المقدرة. 
-. الكشف التقديري 168565 3110 011311165 01 أاأظ: هو جزء من مستندات العقد يبين الكميات 
التقديرية لبنود العمل واسعار وحداتها. 
العرض 161061 / 810: هو مجموعة الوتائق والاستمارات التي يعدها المقاول ويقدمها إلى الإدارة 
للقيام بالعمل المطلوب. : 
استمارات العرض عانرع ةاناع 00 0 / 810: تعني الاستمارات أو النماذج المعتمدة المطلوب 
ملؤها وتقديمها من قبل العارضين 
التأمينات المؤقتة (الأولية) 0 810: هي الضمان المقدم مع العرض لضمان تعاقد العارض في 
حال قبول عرضه. 
5 التأمينات النهائية 80110 5©616011113106: هي صيغة الضمان المعتمدة المقدمة من المقاول أو من 
كفيله أو كفلائه لضمان حسن تنفيذ المقاول لجميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقدء ولاقتطاع 
غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيب الإدارة من جراء إخلال المقاول 
بالتزاماته. 
المواصغات العامة 2121005أع66م5 [2زع0ء6: هي الاشتراطات والمتطلبات الفنية التي توصف 
العمل المطلوب إنجازه؛ والطريقة التي يجب أن ينفذ بها. وخصائص المواد والخلطات التي يراد استخدامهاء 
المواصفات الملحقة (التكميلية) 5266©11122110115 [510211116113: هي الإضافات والتعديلات 
التي قد تجرى على المواصفات العامة بعد إصدارها. 
المواصغفات الخاصة 506611122610115 66©13[1م5: هي الإضافات والتعديلات التي تجرى على 
المواصفات العامة والتكميلية لتغطية الظروف الخاصة بالمشروع 
المخططات (المصورات) (1205/اة0:2) ددرقواط: تتألف من 31 والمقاطع الطولية والعرضية 
والنموذجية, والتفصيلية؛ والرسومات الملحقة (التكميلية) وأية مخططات إضافية تبين موقع العمل ونوعه 
وإبعاده وتفاصيله. وهي مقدمة من الإدارة. 
مخططات الورشة 105 آللا 113 م011)5110لالا: تعني رسومات ومخططات التنفيذ. ومخططات المنشاآت 

المؤقتة. ومصورات القوالب, ومخططات السدود الحاجزة للماء. ومخططات تني فولاذ التسليح: وأية 
مخططات توضيحية أو ما شابه ذلك من المعلومات التي يجب على المقاولك تقديمها إلى المهندس 
للموافقة عليها. 
أمر التكليف 01061 01131906: هو أمر خطي موجه إلى المقاول يصدره المهندس بموافقة الإدارة, 
ويطلب فيه القيام بتنفيذ أعمال ضمن حدود الزيادة المحددة في العقد. 
أمر التغيير :©0106 0 هو أمر خطي موحه إلى المقاول يصدرة المهندس بموافقة الإدارة, 
ويطلب فيه القيام بتنفيذ أعمال غير واردة في العقد الأساسيء أو تتجاوز نسبة الزيادة المحددة في العقد. 
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هندسة القيمة 110أاع8119116 عنااهلا: هي البحث المنهجي الذي يقوم به المقاول بهدف تخفيض 
التكاليف عبر إيجاد وسائل أو بدائل لتحقيق نفس الوظيفة المطلوبة. 

ملحق العقد 8016611616 |161118م00ا5: هو اتفاق خطي توقعه الإدارة والمقاول ويتضمن 
الأعمال غير الواردة في العقد الأساسي أو التي تتجاوز نسب الزيادة المحددة في العقد. ويتم الاتفاق 
على أسعار هذه الأعمال وتمديد مدة العقد بمفاوضات تجرى بالتراضي. 
الاحتماع التحضيري لبدء التنفيذ 116611110 576©011514111©81011: هو اجتماع يعقده المهندس مع 
المقاول وممثليه قبل المباشرة في تنفيذ العمل لبحث مراحل سير العمل ومتطلبات إدارة العقد. 
البرنامج الزمني لتنغفيذ الأعمال !هلالا 01 عانالع5©11 310 510013131: هو جدول زمني للعمل 
يعده المقاول ويقدمه إلى المهندس للموافقة عليه قبل المباشرة في العمل. ويجب أن يبين البرنامج 
المعدات واليد العاملة وتسلسل الأعمال والطرائق التي ينوي المقاول اتباعها للقيام بالعمل. 
القوة القاهرة عاناء[113 ©©1501: تعني كل ظرف استثنائي غير متوقع قد يؤدي إلى قبول عذر فريق 
ما عن التقصير في تنفيذ التزامات العقد أو جزء منه. 
تحليل الأسعار 8/5ا8:6231»00 ع5:16: هو اقتراح المقاول المتعلق بتفصيل وتحليل الأسعار لكل بند 
في جدول الكميات والأسعار الذي يقدمه إلى المهندس. 
1 الغرقاء والأشخاص: 015ومء2 00خ دوعأ رجط 
الإدارة 101غ8010121583: هي الجهة العامة (رب العمل) التي يتبع لها المشروع: وتمثل الفريق الأول 
من العقد. 
المقاول :601181:380©: هو الشخص أو الأشخاص أو المؤسسة أو الشركة المتعاقدة مع الإدارة لإنجاز 
العمل المحدد في مستندات العقدء وهو الفريق الثاني من العقد. 
المهندس “«ع51101116: هوالجهة المفوضة رشهيا من قبل الإدارة في موقع المشروعء: ويعمل مباشرة 
أو بواسطة ممثليه المفوضين رسمياء وهو المسؤوك عن الإشراف على تنفيذ اعمال العقد وملاحقه. وتعني 

كلمة "المهندس" أينما وردت بأنه المهندس المشرف. 

ممثل المهندس 1162116 1:656 م6 وثزع 59116 186: هو المهندس المقيم أو الشخص أو 
الأشخاص المفوضون من قبل المهندس لمراقبة العمل بشكل تفصيلي. 
مهندس الموقع “5110116 5166: هو المهندس الممثل للمقاول الموجود في الموقع والمفوض 
رسمياً باستلام وتنفيذ جميع تعليمات المهندس أو ممثليه المفوضين: وبالإشراف على جميع أعمال التنفيذ 
التي يجريها المقاول وتوجيهها في جميع مراحل العمل. ., 
المقاول الثانوي 51122011181361801: هو الشخص أو المؤسسة أو الشركة التي يتفق معها المقاول 
على تنفيذ جزء من العمل. 
العارض 85100©61: هو مقدم العرضء وقد يكون شخصآ أو أشخاصاً أو مؤسسة أو شركة. 
1 التواريخ والمدد: 2671005 3010 دع2216 
مدة العقد 0متلرعم 0 تعني عدد أيام العمل أو الأيام التقويمية المحددة لإنجاز أعمال العقد, 
بما في ذلك المدد المبررة رسمياً 
اليوم التقويمي لاه معاد : هو كل يوم مبين في التقويم. 
ايام العطل 5لإ1101103: تعني جميع العطل الرسمية المعترف بها في الجمهورية العربية السورية. 
يوم عمل لإ03 0:!»150لالا: هو كل يوم يمكن القيام بتنفيذ العمل فيه مادياً وقانونياًء كما هو منصوص 
عليه في هذه المواصفات. 
- مدة الضمان 26:100 ع6113:3116: هي المدة المحددة في العقد التي يلتزم المقاول خلالها بالقيام 
بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة: وتبدأ بعد الاستلام المؤقت. 
1 الإنجاز والاستلام: ١13310011‏ 330 1011غع1ام11م») 
الاستلام المؤقت ١13001١!‏ /[121113131أاع:5: هو استلام الإدارة للعمل بصورة مؤقتة وبدء فترة 
الضمان كما هو منصوص عليه في العقد. 
الاستلام النهائي ١1311001‏ 151231: هو استلام العمل بصورة نهائية من قبل الإدارة بعد انتهاء فترة 
الضمان كما هو منصوص عليه في العقد. 
الاستلام الجزنئي ١1330016“‏ |13غ:5231: هو استلام الإدارة لجزء من العمل كما تسمح به هذه 
المواصفات. 
١‏ الاختبارات: 5أوع16 
برنامج القبوك 21001311 1881166م8666: هو مجموعة الإجراءات التي يقوم على أساسها المهندس 
بتقرير درجة مطابقة عمل ما لمتطلبات العقد وقيمة العمل. وتتضمن أخذ العينات والاختبار والقياس 
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والمعاينة مباشرة أو بإشراف المهندس. كما يجب أن تتضمن أيضاً النتائج الموثقة للعينات والاختبارات التي 
يجريها المقاوك. ١‏ 
-. شهادة الضمان 02131666ا© 01 66181516366: وثيقة موقعة من جهة أو شخص مفوض قفانونياً تلتزم 
بموجبها الشركة المصنعة أو الموردة بمواصفات المنتج. ويجب أن يذكر في هذه الشهادة أن مواصفات 
المواد ونتائج الاختبارات مطابقة للمتطلبات المحددة في المواصفات المطلوبة. 
ضمان الجودة (08) 8551012266 /01031|157: هو مجموعة الإجراءات المخطط لها والنظامية اللازمة 
لتوفير قدر كاف من الثقة بأن منتجآً ما أو عملاً ما يستوفي المتطلبات المحددة للجودة. 
. إحراءات ضمان الجودة دع:نالعءع2:0 ع©31انادك8 /إ3|11نا0: هي إجراءات قياسية محددة لأخذ 
العينات والاختبار والقياس والتقييم بغرض تحديد درجة المطابقة لمتطلبات الجودة المحددة في المواصفات. 
مؤشر الجودة »11106 03|157ا0: رقم إحصائي يحتسب عند تطبيق القيم المتغيرة لإجراءات القبول 
لتقدير مستوى الجودة المتحقق بالفعل. 
مستوى الجودة المقبوك (801) اعلاع! ب16|ةا0 عاطهغأمع866: هو النسبة المئوية المعيبة للكمية 
التي يعتبر العمل عندها أو دونها مقبولاً. 
. مستوى الجودة المرفوض (101) اعلا !ا 0121167 عاطهاءء[16: هو النسبة المئوية المعيبة 
للكمية التي يعتبر العمل عندها أو فوقها غير مقبول. 
قبول الأعمال على أساس إحصائي ع136م0ع2660 لم835 /إااد583815]1: هو قبول الأعمال بعد 
تحليل نتائج كافة الاختبارات مجتمعة على أساس إحصائي بغرض تحليل مستوى الجودة لتحديد النسبة 
المئوية الإحمالية من الأعمال المعيبة بهدف قبولها. 

عينة عشوائية 53111016 131100111: عينة تختار بطريقة يكون فيها لكل عنصر من عناصر الوسط 
الإحضاني فرصة محتملة مساوية ليكون صمن تلك العينة. 
المختبر /25013601ص!: يعني المختبرات المعتمدة لإجراء الاختبارات في الموقع أو خارجه. 
1 الأعمال واللوازم: 60005 20د ي1ىه للا 
الأعمال 0:1»5لالا: هي الأعمال الدائمة والمؤقتة والخدمات الواجب تنفيذها بموجب العقد وملاحقه. 
الأعمال الدائمة 5!:ملالا +:561:11361: هي جميع الأعمال الدائمة التي ينبغي تنفيذها من قبل 
المقاول بموجب العقد. 
الأعمال المؤقتة 5!:ملالا /ا1©1100131: , هي الأعمال والإنشاءات المؤقتة التي يقتضي وجودها في 
الموقع لتنفيذ الأعمال الدائمة وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها. 
. المعدات 0116116م01ا50: تعني جميع الآليات مع اللوازم الضرورية لعملها وصيانتهاء وكذلك الأدوات 
والأجهزة اللازمة لتنفيذ أعمال العقد بشكل صحيح وإنجاز العمل على الوجه الأكمل. 
التوريدات 1165مم510: هي المواد والتجهيزات الواجب تقديمها بموجب العقد. 
الموقع 5156: هو الأراضي والأماكن المقدمة من الإدارة لتنفيذ العمل. 
بند العمل »!ملالا 01 156111 : يعني وحدة عمل محددة وضع لها سعر في العقد. 
1 مفاهيم عامة: 5أمع011©6) أةاع1ع6 
1 عام: اأةاع0ع6 ١‏ 
- للمراسيم التشريعية والتنظيمية وغيرها من القوانين الناظمة للمناقصات أو استدراج العروض في 
الجمهورية العربية السورية ولصيغة العقد والشروط العامة للعقدء الأولوية على الأحكام والشروط الواردة في 
هذه المواصفات. 
في حال الاختلاف بين النصين العربي والأجنبي لمستندات العقدء يكون الحكم للنص العربيء ما لم ينص 
على خلاف ذلك في شروط العقد. 
- على المقاولك توفير نسخة كاملة من جميع مستندات العقد في الموقع. بما في ذلك الشروط 
والمواصفات الفنية لأعمال الطرق والجسور الصادرة عن وزارة المواصلات وملاحقها (دليل التجارب 
والاختبارات ‏ دليل الآليات والمعدات ‏ دليل الأعمال المساحية). 
1 الغاية من العقد: 0116306 01 1116/11 
هي أن يقوم المقاول بإنجاز جميع الأعمال التي نظم العقد من أجلهاء الموضحة صراحة أو ضمناً في 
المخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات والأسعار (الكشف التقديري): وسائر شروط العقد وملاحقه 
لقاء المبالغ التي تتحقق له لدى الإدارة. وذلك بموجب الشروط والأسعار والأحكام المدرجة في العقد 
وملاحقه. 
1 المخططات: (105/ئ/اة81) 5درواط 
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- يجب أن تبين المخططات جميع تفاصيل الأعمال والخطوط والمناسيب والمقاطع العرضية والنموذجية 
للطريق؛ وموقع وتصميم جميع الإنشاءات المتضمنة في العقد. أما فيما يتعلق بالجسور المعدنية فيكفي أن 
تبين معالمها العامة فقط. 

- على المقاول أن يحتفظ بنسخة واحدة من جميع المخططات جاهزة في موقع العمل في جميع الأوقات 
لإطلاع المهندس عليها. 
1 التقيد بالمخططات والمواصفات: 712210115اع5066 3110 كضقاط حأأأننا بواأتتكله ته 6 

- يجب أن تطابق الأعمال المنجزة والمواد المقدمة للخطوط والمناسيب والمقاطع العرضية والأبعاد, 
ولمتطلبات المواد المبينة في المخططات أو المذكورة في المواصفاتء وذلك ضمن حدود التفاوت المسموح 
به. 

إذا تبين للمهندس أن المواد أو العمل النهائي الذي استعملت فيه المواد أو العمل المنجز غير مطابق 
للمخططات والمواصفات مما يترتب عليه عمل غير مقبول. فيجب في هذه الحالة إزالة العمل أو المواد 
وإبدالها أو تصحيحها من قبل المقاول وعلى نفقته. 
1 تتناسق المخططات والمواصفات العامة والملحقة والخاصة: 

5 أناععم5 300 10210115؟اععم5 اأماعلاء 6 ردصقاط عط 1ه مه61هم1ل:600 
تعد المواصفات العامة والمواصفات الملحقة والمخططات والمواصفات الخاصة وجميع المستندات الملحقة 
أجزاء أساسية من العقدء . ويعدٌ أي مطلب وارد في أحدها ملزماً كما لو كان واردآ فيها جميعاً. والمقصود بها 
أن يتمم بعضها بعضاء وأن تصف عملا تامآ وتنص عليه. وفي حال وحود اختلاف أو تناقض فإن الأولوية تكون 
لمستندات العقد بالترتيب الوارد في صيغة العقد. 
- تكون للأبعاد المحسوبة في المخططات الأولوية على الأبعاد المقاسة وفقاآً لمقياس الرسم. 
1 التباين والأخطاء في مستندات العقد: 
15 00111126 1ل وع)|15]3ل! 300 كغأ06 دمع عواط 
ِ يجب على المقاول قبل المباشرة في تنفيذ أي جزء من العقد أن يدقق ويتأكد من صحة المخططات 
ومطابقة بعضها بعضاء ولكل ما يقتضيه دفتر الشروط الفنية وجدول الأسعار وقائمة الكميات وغيرها من 
مستندات العقد. 

- على المقاول أن يطلب من الإدارة تصحيح أي تباين أو تناقض أو نقص أو خطأ قد يلحظه في هذه 
المخططات أو الشروط الفنية أو الكشوف أو التعليمات المعطاة إليه (سواء أكانت التعليمات مكتوية أو 
مرسومة وسواء أكانت مرافقة للعقد أو أعطيتٍ إلى المقاول فيما بعد أثناء التنفيذ). 
إذا لم يراجع المقاول الإدارة خطياً بشأن أي تباين أو تناقض أو نقص في المخططات والشروط الفنية 
يمكن اكتشافه من قبل مقاول خبيرء وظهر بعد تنفيذ الأعمال: كلها أو بعضهاء أي خطأ لا يمكن قبوله أو 
تلافيه في أي من الأعمال الواردة في العقد إجمالاً أو تفصيلاً فإن مسؤولية ما يترتب على تصحيح أو هدم 
أو إعادة بناء القتسم المتأثر بالخطأ الواقع تقع على المقاول؛ وعليه إزالة نتائج هذا الخطأ على نفقته 
الخاصة مهما بلغت التكاليف. 
إن الإدارة هي المسؤولة عن صحة التصاميم المقدمة من قبلها من الوجهتين الفنية والحسابية. 
1 التنازل عن العقد والعقود الثانوية: 

كأ 001118 -طنا5 300 0116186 01 ]5101111111ك28 
لا يحق للمقاول أن يتنازل عن أي جزء من الأعمال التي أبرم العقد من أجل تنفيذها ولا أن يعهد بها أو 
يلزمها كلها أو بعضها إلى أشخاص آخرين كمقاولين ثانويين إلا بموافقة خطية من الإدارة. وإن حصول 
المقاول على مثل هذه الموافقة لا يعني بأي حال من الأحوال إلزام الإدارة بأن تدخل في أية علاقة من أي 
نوع كانت مع المقاولين الثانويينء. كما لا يعفي المقاول من التزاماته ومسؤولياته الفنية أو الإدارية أو 
الحقوقية أو الجزائية المفروضة عليه تجاه الإدارة بموجب أحكام العقد. 
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